प्रशासकीय मान्यता 

हिंदु ह्दयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र 
समृध्दी महामार्गावर इंटेलिजंट ट्रान्सपोर्टेशन 
सिस्टम (ITS) प्रणळीची अंमळबजावणी करणे 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 

शासन निर्णय क्रमांक- खाक्षेस-२०२४/प्र.क्र.१२४/रस्ते-८ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : १५ मार्च, २०२४ 


शासन निर्णय :- 

व्यवस्थापकीय संचालक , महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ यांनी त्यांच्या दि.०६.०३.२०२४ रोजीच्या 
पत्रान्वये हिंदु CASAS बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृध्दी महामार्गावर इंटेलिजंट ट्रान्सपो्टशन सिस्टम (ITS) 
प्रणलीची अंमलबजावणी करणे, या कामाचे अंदाजपत्रक प्रशासकीय मान्यतेस्तब शासनास सादर केले होते. 
2. सदर प्रस्तावाच्या अंदाजपत्रकातील कामाच्या बावातील समाविष्ट बाबी ब विवरण खालीलप्रमाणे आहे. 


हिंदु ह्दयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृध्दी महामार्गावर इंटेलिजंट ट्रान्सपोर्टशन सिस्टम (ITS) 
प्रणलळीची अंमळबजावणी कामाचे अंदाजपत्रक-: 
RECAPITULATION SHEET 


Sr. No. Component Amount 
1. Capex ITMS Equipment 6,245,968,410.00 
2. ITMS Building 835,600,000.00 
3. TCS 2,566,077,200.00 
4. OFC 2,070,390,000.00 
5. Others (ERVs, Streetlights, Manpower) 135,709,050.00 
| 6. | Total 11,853,744,660.00 
de Opex DLP & O&M 2,249,081,410.40 
| 8, | PMC 201,806,169.90 
lt = Ge, Project Cost Project Cost (Capex + Opex + PMC) 14,304,632,240.30 
10. Taxes (GST @ 18%) 2,574,833,803.25 
11. Project Cost with Taxes 16,879,466,043.55 
12. | Contingency 2% of Project cost with taxes 337,589,320.87 


Total 


17,217,055,364.43 


३. वरील पत्रामध्ये नमूद केल्यानुसार विषयांकित कामाच्या एकूण किंमत रु.९७,२१७,०५५,३६४ 
कोटी (अक्षरी एक हजार सातशे एकवीस कोटी सत्तर लाख पंचावन्न हजार तीनशे चौसष्ट रुपये) इतक्या 
रक्कमेच्या अंदाजपत्रकास शासन या आदेशाद्वारे खाळील अटींच्या अधिन राहुन प्रशासकीय मान्यता देत 


आहे. 


(१) अर्थसंकल्पात पुरेशी तरतूद झाल्याशिवाय प्रत्यक्ष कामास सुरूवात करू नये. 


(२) सद्यस्थिती उपलब्ध असलेल्या प्रचलित मार्गदर्शक तत्वानुसारच काम करण्यात यावे. 


(३) बांधकाम कालावधी, देखभाल दुरुस्ती ब दोषदायीत्व कालावधीकरीता आवश्यक सर्वसाधारण विम्याची 
तरतूद सक्षम अधिकाऱ्याने करावी. 
(४) कामासाठी मंजूर निधीच्या मर्यादेच्या अधीन राहूनच खर्च करण्यात यावा. 


(५) कंत्राटदाराशी करावयाच्या करारनाम्यात सदर प्रणालीचे आयुर्मान दर्शवून त्या कालावधीत कामात दोष 
निर्माण झाल्यास त्याची जबाबदारी कंत्राटदार व संबंधित पर्यवेक्षकोय अधिकारी यांची राहील. अशा 
प्रकरणी कंत्राटदार व संबंधित पर्यवेक्षकोय अधिकारी यांचेबर नियमानुसार कार्यवाही करण्यात येईल” 
अशा आशयाची अट करारनाम्यात समाविष्ट करावी. 

(६) सदर प्रणाली कार्यान्वित करण्याकरीता आवश्यक असलेल्या सर्व परवानग्या / ना हरकत प्रमाणपत्र 
घेण्यात यावेत. 


हा शासन निर्णय, अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांच्या अनुमतीने काढण्यात येत आहे. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 


आला असून त्याचा संकेताक २०२४०३१५२१०२५१७८१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
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(राहुल गिरीबुवा) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१) मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव. 

२) मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३) मा. उपमुख्यमंत्री, (वित्त ब नियोजन) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४) मा. उपमुख्यमंत्री, (गृह) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

५) मा.मंत्री, सार्दजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
६) मा.मंत्री, सार्बजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
७) सर्व मा.मंत्री, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

८) मा.बिरोधी पक्षनेता, विधानसभा/विधानपरिषद, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
९) सर्व विधानसभा सदस्य/विधानपरिषद सदस्य. 

१०) मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 

११) महालेखापाल महाराष्ट्र १ (लेखा व अनुज्ञेय) मुंबई. 

१२) महालेखापाल महाराष्ट्र २ (लेखापरिक्षा) नागपूर. 

१३) अपर मुख्य सचिव (वित्त विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 

१४) अपर मुख्य सचिव (नियोजन विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 

१५) अपर मुख्य सचिव (महसूल ब वन विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 

१६) अपर मुख्य सचिव (सार्वजनिक बांधकाम विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 

१७) प्रधान सचिव (विधि व न्याय विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 

१८) प्रधान सचिव (नगर विकास विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 

१९) प्रधान सचिव (उद्योग, ऊर्जा ब कामगार विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 

२०) प्रधान सचिव (सांस्कृतिक कार्य विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 

22) प्रधान सचिव (पर्यटन विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 

२२) प्रधान सचिव (पर्यावरण विभाग), मंत्रालय, मुंबई 


२३) अधिदान व लेखा अधिकारो, मुंबई. 

२४) उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकोय संचालक, म.रा.र.वि. महामंडळ, वांद्रे, मुंबई-५०. 

२५) मुख्य अभियंता, म.रा.र.वि. महामंडळ, वांद्रे, मुंबई-५०. 

२६) सर्व सहसचिव/ आंतर वित्तीय सल्लागार तथा उप सचिव/ उप सचिव / अवर सचिव / कार्यासन अधिकारी, 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२७) निवडनस्ती (रस्ते-८). 


